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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Αρ. Φύλλου 505 

3 Αυγούστου 2012 


ΔΙ ΑΚΗΡΥΞΕ ΙΣ 

(ΐ) 

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ 

Αριθμ. 15333/369 

Ο Δήμος Αλμυρού διακηρύσσει με ανοικτή δημοπρα¬ 
σία, επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: 
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟ¬ 
ΛΕΙΟΥ ΕΥΞΕΙΝΟΥΠΟΛΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗ¬ 
ΜΑΤΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ» που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις 
διατάξεις του ν. 3669/08. 

Συνολικής προβλεπόμενης δαπάνης, σύμφωνα με τον 
προϋπολογισμό της μελέτης τετρακοσίων πέντε χιλιάδες 
εννιακόσια ευρώ με το ΦΠΑ. Η χρηματοδότηση του έργου 
θα είναι από το «ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙ¬ 
ΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ». 

Χρόνος περαίωσης του έργου τρεις (3) μήνες. 

Η Δημοπρασία θα διενεργηθεί την 14η Αυγούστου, ημέ¬ 
ρα Τρίτη του 2012 και ώρα λήξης της υποβολής προ¬ 
σφορών ορίζεται η 10:00 π.μ. στα γραφεία της Τεχνικής 
Υπηρεσίας του Δήμου Αλμυρού. Στη δημοπρασία γίνονται 
δεκτές μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις ή κοινο¬ 
πραξίες αυτών εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ που καλύπτουν 
τις κατηγορίες και τάξεις του έργου, ήτοι τάξη σε Κ/Ξ 
στην Α2, 1η, 2η τάξη για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙ¬ 
ΚΩΝ σε όλη την Επικράτεια και έως3η στα εντός Νομού 
Έδρας και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ Α1, Α2,1η σε όλη 
την Επικράτεια και στα εντός Νομού Έδρας. 

Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 2% επί του προ¬ 
ϋπολογισμού της μελέτης, δηλαδή στο ποσό των ΕΞΙ 
ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΩΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ 6.450,00 
ΕΥΡΩ και με ισχύ τουλάχιστον 210 ημερών, μετά την 
ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος 
των προσφορών είναι 180 ημέρες. 

Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής 5% στον 
Ανάδοχο, σύμφωνα με το άρθρο 51 παρ. 3.α του Ν. 
3669/08. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα τεύχη 
δημοπράτησης από τα γραφεία του Δ. Αλμυρού αντί του 
ποσού των είκοσι (20) ευρώ μέχρι και την Πέμπτη 9/8/2012. 
Πληροφορίες στο τηλ. 2422351410, 2422351411 ΡΑΧ 24220 
21224 επικοινωνίας 2422351410, αρμόδιοι υπάλληλοι για 
επικοινωνία Μαριάννα Γκίκα και Κων/νος Ρούτσιας 


Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκε¬ 
κριμένο από το ΥΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β. Τα έξο¬ 
δα των εκ του νόμου απαραίτητων δημοσιεύσεων της 
διακήρυξης της δημοπρασίας θα ανέλθουν το πολύ 
στο ποσό των 1.200 ΕΥΡΩ, βαρύνουν τον Ανάδοχο και 
εισπράττονται με τον πρώτο λογαριασμό πληρωμής 
του έργου. Τα έξοδα δημοσιεύσεων των τυχόν προη¬ 
γούμενων διαγωνισμών για το ίδιο έργο, καθώς και τα 
έξοδα των μη απαραίτητων εκ του νόμου δημοσιεύσεων, 
βαρύνουν τον κύριο του έργου και καταβάλλονται από 
τις πιστώσεις του έργου. 

Αλμυρός 19 Ιουλίου 2012 
Ο Δήμαρχος 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ 

-♦- 

( 2 ) 

ΕΔΕΤ ΑΈ. 

ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

Η ΕΔΕΤ ΑΈ. προκηρύσσει Ανοιχτό Διεθνή Διαγωνι¬ 
σμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα 
από οικονομική άποψη προσφορά για την «Ανάπτυξη 
υπηρεσιών εικονικής διαμοίρασης» στο πλαίσιο του 
Υποέργου «Ανάπτυξη υπηρεσιών εικονικής διαμοίρα- 
σης (νίΓίαεΙΙζαΙίοη) της υποδομής του ΕΔΕΤ» του Έργου 
«Προηγμένες δικτυακές υπηρεσίες για την ερευνητική 
και ακαδημαϊκή κοινότητα» 

ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ (Α) ΕΠΑΦΗΣ: Εθνι¬ 
κό ΔίκτυοΈρευνας & Τεχνολογίας - ΕΔΕΤ ΑΕ, Μεσογεί¬ 
ων 56,115-27, Αθήνα, υπόψη Τ. Χιώτη, τηλ: 210-7474240, 
φαξ: 210-7474490, θ-πιαίΙ: ΙοΙτΙοΙΐ3@9πτθ1.ς|ΐ', Διεύθυνση 
διαδικτύου: Ηίίρ://νν\/ννν.9Γηβ1:.9Γ/9Γηβ1:4-Γίρ. 

Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από: Εθνικό 
ΔίκτυοΈρευνας & Τεχνολογίας - ΕΔΕΤ ΑΕ, Μεσογείων 
56, 115-27, Αθήνα, υπόψη Γ. Μητσού, τηλ: 210-7474274, 
φαξ: 210-7474490, ο-πιαίΙ: 9Γηθ14-ιΤρ@Ιΐ5ΐ3.ς)ΐ·ηβί.9Γ, και 
όλα τα σχετικά έγγραφα από το ΙΙΒΕ: όΙΙρΥ/νννννν.ρΐ'ηθΐ. 
9Γ/9 Γη βΐ4-Γίρ. 

Τεχνικές προδιαγραφές και συμπληρωματικά έγγραφα 
είναι διαθέσιμα από: Εθνικό ΔίκτυοΈρευνας & Τεχνο¬ 
λογίας - ΕΔΕΤ ΑΕ, Μεσογείων 56,115-27, Αθήνα, υπόψη 
Ε. Βουζίκα, τηλ: 210-7474274, φαξ: 210-7474490, θ-πιείΙ: 
3ΐυόθηΙ-03Γό-όρ@Ιί3ΐ3.9ΓηΘί.9Γ, και όλα τα σχετικά έγγρα¬ 
φα από το υΒΙ_: ά(ίρ://νννν\ΛΛ 9 Γηθϋ 9 ά 5 ΐυάθηΙ- 03 Γά-ι 1 ρ. 
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Προσφορές αποστέλλονταί: Εθνικό Δίκτυο'Ερευνας & 
Τεχνολογίας - ΕΔΕΤ ΑΕ, Μεσογείων 56, 115-27, Αθήνα, 
υπόψη Τ. Χιώτη, τηλ: 210-7474240, φαξ: 210-7474490, θ- 
πιαίΙ:: ΙοΝοΙΐ5@ς)ΐ·ηθ1.ς|ΐ'. 

ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ: Εθνικό Ερευνητικό 
Δίκτυο. 

Η αναθέτουσα αρχή προβαίνει στην αγορά εκ μέρους 
άλλων αρχών ανάθεσης: Όχι. 

ΤΜΗΜΑ II: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Σύντομη περιγραφή της προκήρυξης: Το φυσικό αντι¬ 
κείμενο του έργου περιλαμβάνει προμήθεια εξοπλισμού, 
τυποποιημένου λογισμικού, και εφαρμογών - στοιχεία 
τα οποία θα εξασφαλίσουν την τεχνολογική ικανότητα 
στην ΕΔΕΤ Α.Ε. και τους φορείς της (ακαδημαϊκά και 
ερευνητικά Ιδρύματα) να παράσχουν ψηφιακές υπηρεσί¬ 
ες προστιθέμενης αξίας υψηλής ποιότητας προς συνερ- 
γαζόμενους φορείς, και τους τελικούς χρήστες με τρόπο 
ασφαλή, ελαστικό, και ευέλικτο. Ο παρών διαγωνισμός 
αφορά την προμήθεια του εξοπλισμού για την υλοποίη¬ 
ση των δικτύων πρόσβασης, 03 ιίίθγ και ΙΡ, καθώς και της 
σχετικής διαχειριστικής πλατφόρμας. Αφορά επίσης την 
προμήθεια εξοπλισμού μεταγωγής που θα συμπληρώσει 
τον εξοπλισμό των κέντρων δεδομένων και υπηρεσιών 
(0313 οθπΙθγ) που διαθέτει ήδη το ΕΔΕΤ και θα βελτιώσει 
τη διασύνδεσή του με το δίκτυο κορμού. 

Σύμβαση καλυπτόμενη από τη συμφωνία για τις Δη¬ 
μόσιες Συμβάσεις. 

Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (ΟΡ\/): 
32420000-3, 51611100-9, 72500000-0, 80533100-0, 
72212900-8, 48000000-8 

Θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές: Όχι. 

Συνολική ποσότητα ή έκταση της σύμβασης: Μία σύμ¬ 
βαση. Το ανώτατο όριο του προϋπολογισμού του έρ¬ 
γου ανέρχεται σε δύο εκατομμύρια εξακόσιες χιλιάδες 
Ευρώ 2.600.000,00 (χωρίς ΦΠΑ) συμπεριλαμβανομένου 
του δικαιώματος προαίρεσης 15% επί του ποσού της 
προσφοράς (χωρίς ΦΠΑ) και μέχρι του ανώτατου ορίου 
του προϋπολογισμού. 

Δικαιώματα προαίρεσης: Η Αναθέτουσα Αρχή έχει δι¬ 
καίωμα προαίρεσης 15% επί του ποσού της προσφοράς 
(χωρίς ΦΠΑ) και μέχρι του ανώτατου ορίου του προϋπο¬ 
λογισμού. Το εν λόγω δικαίωμα θα ασκηθεί εντός ενός 
(1) έτους από την υπογραφή της σύμβασης. 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Η συνολική διάρκεια του 
έργου ανέρχεται σε πέντε (5) έτη και πέντε (5) μήνες 
από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 

ΤΜΗΜΑ III: ΝΟΜΙΚΕΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙ¬ 
ΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

ΟΡΟΙ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 

Παροχή ασφάλειας και εγγυήσεις που απαιτούνται: 

1. Οι Προσφέροντες οφείλουν υποχρεωτικά και επί ποινή 
αποκλεισμού, μαζί με την προσφορά τους, να καταθέσουν 
τις αντίστοιχες εγγυητικές επιστολές συμμετοχής τους 
στο διαγωνισμό, το ποσό των οποίων θα πρέπει να καλύ¬ 
πτει το 5% της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 
της προκηρυσσόμενης προμήθειας, συμπεριλαμβανομένου 
του ΦΠΑ 23%. Συγκεκριμένα το ύψος της απαιτούμενης 
εγγύησης συμμετοχής είναι εκατόν πενήντα εννέα χιλιά¬ 
δες εννιακόσια Ευρώ (159.900,00 €). Η εγγυητική επιστολή 
συμμετοχής πρέπει να ισχύει για τουλάχιστον ένα (1) μήνα 
μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς. 

2. Ο Ανάδοχος στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνι¬ 
σμός, είναι υποχρεωμένος, το αργότερο κατά την υπογρα¬ 


φή της σύμβασης, να καταθέσει Εγγυητική Επιστολή Καλής 
Εκτέλεσης των όρων της σύμβασης ποσοστού 10% επί της 
συμβατικής αξίας της προμήθειας χωρίς ΦΠΑ. Ο χρόνος 
ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι ισχύ¬ 
ος έξι (6) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης. 

3. Εγγυητικής Επιστολής Προκαταβολής, σε περί¬ 
πτωση που ο Ανάδοχος επιθυμεί προκαταβολή, ύψους 
τριάντα τοις εκατό (30%) του συμβατικού τιμήματος 
(μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) μετά την υπογραφή 
της Σύμβασης. 

4. Για την καλή λειτουργία του έργου μετά την επιβε¬ 
βαιωμένη οριστική παραλαβή, ο Ανάδοχος του διαγω¬ 
νισμού υποχρεούται να καταθέσει Εγγυητική Επιστολή 
Καλής Λειτουργίας, η αξία της οποίας θα ανέρχεται 
σε ποσοστό 2,5% επί του συμβατικού τιμήματος (μη 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), ισχύος τουλάχιστον πέντε 
(5) ετών από την οριστική παραλαβή του έργου. 

Κύριοι όροι χρηματοδότησης και πληρωμής ή/και ανα¬ 
φορά στις εφαρμοζόμενες συναφείς διατάξεις: όπως 
τεύχος προκήρυξης 

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Προσωπική κατάσταση των οικονομικών φορέων, συ¬ 
μπεριλαμβανομένων απαιτήσεων σχετικά με την εγγρα¬ 
φή τους σε επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα: 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή 
νομικά πρόσωπα, ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών που υπο¬ 
βάλλουν κοινή προσφορά, που είναι εγκατεστημένα στα 
κράτη - μέλη της Ευρωπάίκής'Ενωσης ή στα κράτη - μέλη 
της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο ή στα 
κράτη - μέλη που έχουν υπογράψει την Συμφωνία περί 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΣΔΣ) του Παγκόσμιου Οργανισμού 
Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με το ν. 
2513/97 (ΦΕΚ 139/Α), υπό τον όρο ότι η σύμβαση καλύπτε¬ 
ται από την ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει 
ευρωπαϊκές συμφωνίες με την ΕΕ και που ασχολούνται 
νόμιμα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό με την προμήθεια 
και την παροχή υπηρεσιών σχετικών με το αντικείμενο 
του παρόντος διαγωνισμού. Δικαιούμενοι συμμετοχής είναι 
επίσης τα νομικά πρόσωπα που έχουν συσταθεί με την 
νομοθεσία κράτους - μέλους της ΕΕ ή του ΕΟΧ ή κράτους 
- μέλους που έχει υπογράψει την ΣΔΣ ή τρίτης χώρας που 
έχει συνάψει ευρωπαϊκή συμφωνία με την ΕΕ και έχουν την 
κεντρική του διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους ή 
την έδρα του στο εσωτερικό μιας εκ των ανωτέρω χωρών 
και που ασχολούνται νόμιμα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό 
με την προμήθεια και την παροχή υπηρεσιών σχετικών με 
το αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού. 

Οικονομική και δημοσιονομική ικανότητα: όπως τεύχος 
προκήρυξης 

Τεχνική ικανότητα: όπως τεύχος προκήρυξης 

ΟΡΟΙ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΕΙΔΙΚΑ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗ¬ 
ΡΕΣΙΩΝ 

Η παροχή υπηρεσίας παραχωρείται σε συγκεκριμένη 
επαγγελματική τάξη: Όχι. 

Τα νομικά πρόσωπα θα κληθούν να δηλώσουν τα 
ονόματα και τα επαγγελματικά προσόντα των στελε¬ 
χών τους που θα είναι υπεύθυνα για την εκτέλεση της 
σύμβασης: Ναι. 

ΤΜΗΜΑ IV: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

Είδος διαδικασίας: Ανοικτή. 

Κριτήρια ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικο¬ 
νομική άποψη προσφορά σύμφωνα με το τεύχος προ¬ 
κήρυξης. 
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ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Αριθμός αναφοράς που χρησιμοποιεί για το φάκε¬ 
λο η αναθέτουσα αρχή: αρ. πρωτ. Προκήρυξης: 6203/ 
ΠΤ/30.07.2012 

Όροι για τη λήψη τεχνικών προδιαγραφών και συμπλη¬ 
ρωματικών εγγράφων ή Περιγραφικού εγγράφου. 

Προθεσμία για την παραλαβή αιτήσεων για έγγραφα ή 
για την πρόσβαση σε έγγραφα: 11/09/2012 και ώρα 17:00. 
Έγγραφα με πληρωμή: Οχι. 

Προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών και όροι 
για το άνοιγμα των προσφορών: 18/09/2012 - ώρα 15:00. 

Τόπος: Εθνικό Δίκτυο Έρευνας & Τεχνολογίας- ΕΔΕΤ 
ΑΕ, Μεσογείων 56,115-27, Αθήνα. 

Στην αποσφράγιση των προσφορών μπορούν να πα- 
ρίστανται οι διαγωνιζόμενοι με τους νόμιμους εκπρο¬ 
σώπους τους. 

Γλώσσα(ες) που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην 
προσφορά: Ελληνικά. 

Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της 
προσφοράς: Έξι (6) μήνες από την επόμενη μέρα της 
καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους. 

ΤΜΗΜΑ V: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΣΥΜΒΑΣΗ: Όχι. 

ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΣΧΕΔΙΟΉ/ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜ¬ 
ΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΤΑ¬ 
ΜΕΙΑ: Το προκηρυσσόμενο έργο θα χρηματοδοτηθεί 
από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ «Ψηφιακή 
Σύγκλιση» και συγκεκριμένα τον Αξονα Προτεραιότη¬ 
τας 2. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. 

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 

Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής: Επι¬ 
τροπή Ενστάσεων ΕΔΕΤ Α.Ε. Μεσογείων 56,115-27, Αθή¬ 
να, ο-ηηαίΙ: ζοίρ3η@9ΐτΐθί.ς|ΐ·, Τηλ. 210 - 7474274, Διεύθυνση 
ΙπΙθιτιθΙ (ΕΙΒΕ): όίΙρΥ/νννννν.ρΓηθΙ.ρΓ. Φαξ 210 - 7474490. 

Υποβολή προσφυγών: Προσφυγές κατά της Διακήρυ¬ 
ξης του διαγωνισμού, της συμμετοχής προσφέροντος σ’ 
αυτόν και της νομιμότητας της διενέργειάς του έως και 
της κατακυρωτικής απόφασης υποβάλλονται σύμφωνα 
με τον Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ Α' 173). 

Υπηρεσία από την οποία μπορούν να ληφθούν πλη¬ 
ροφορίες σχετικά με την υποβολή προσφυγών: Επιτρο¬ 
πή Ενστάσεων ΕΔΕΤ Α.Ε. Μεσογείων 56,115-27, Αθήνα, 
θ-πίθϋ: ζοίρ3η@9 ι ' ηθ 1·9Γ Τηλ. 210 - 7474274, Διεύθυνση 
ΙηΐΘίτίθΙ (υΡΙ_): Ηίΐρ://\ΛΛΛΛ/ν.9Γηβ1.9Γ. Φαξ 210 - 7474490. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΡΟΚΗ¬ 
ΡΥΞΗΣ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ Ε.Ε.: 30/07/2012 

Ο Πρόεδρος ΔΣ 

Π. ΤΣΑΝΑΚΑΣ 

-♦- 

(3) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ 

1. Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ¬ 
ΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ προκηρύσσει δημόσιο μειοδο¬ 
τικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: 


«ΥΠΕΡΥΨΩΣΗ ΚΥΡΙΩΣ ΑΝΑΧΩΜΑΤΟΣ ΠΟΡΟΥ - ΦΕΡΩΝ 
Π. ΕΒΡΟΥ», προϋπολογισμού: 105.000,00 € με Φ.Π.Α. Το 
έργο συντίθεται από κατηγορίες εργασιών: ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 
και ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ. 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα 
συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (διακήρυξη, Ε.Σ.Υ., 
κ.λπ.) από την έδρα της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Έβρου στην 
Αλεξανδρούπολη, I. Δραγούμη 1, μέχρι και την Πέμπτη 
16/08/2012. Για την παραλαβή των τευχών οι ενδια¬ 
φερόμενοι καταβάλλουν την δαπάνη αναπαραγωγής 
τους, που ανέρχεται σε 30,00 €. Η διακήρυξη του έργου 
έχει συνταχθεί κατά τον εγκεκριμένο από τον Υπουρ¬ 
γό ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. υπόδειγμα τύπου «Β». Πληροφορίες στο 
τηλέφωνο 2551355832, ΡΑΧ επικοινωνίας 2551023376, 
αρμόδιος υπάλληλος Πούκη Α. 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 21/08/2012 ημέρα 
Τρίτη και ώρα 10η πρωινή (λήξη επίδοσης προσφοράς), 
στα γραφεία της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. ΕΒΡΟΥ (Ίωνος Δραγούμη 1 
Αλεξ/πολη) και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι 
«Προσφορά επί μέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομά¬ 
δες τιμών σε συμπληρωμένο τιμολόγιο ομαδοποιημένων 
τιμών της Υπηρεσίας με έλεγχο ομαλότητας των επί 
μέρους ποσοστών έκπτωσης» σύμφωνα με το άρθ. 6 
του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ). 

4. Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτές μεμονωμένες ερ¬ 
γοληπτικές επιχειρήσεις Εγγεγραμμένες στο Μητρώο 
Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη 
Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην Α1, Α2 
και 1η για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ έργων και Α1, 
Α2 και 1η Τάξης για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ και 
σε κοινοπραξία δικαιούνται να συμμετάσχουν Εργολη¬ 
πτικές επιχειρήσεις εφόσον ανήκουν στην Α1, Α2 και 1η 
για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ έργων και Α1, Α2 και 
1η Τάξης για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ. 

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατά¬ 
θεση εγγυητικής επιστολής ύψους 1663,82 € και ισχύ του¬ 
λάχιστον έξι μηνών και 30 ημερών, από την ημέρα διεξα¬ 
γωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών 
είναι ΕΞΙ ΜΗΝΕΣ από την ημέρα της δημοπρασίας. 

6. Το έργο χρηματοδοτείται από το την ΣΑΕ072/1 ενά- 
ριθμο έργο 1995ΣΕ07210002 με τίτλο ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ 
ΠΟΤΑΜΩΝ ΕΒΡΟΥ, ΕΡΥΘΡΟΠΟΤΑΜΟΥ, ΑΡΔΑ ΠΑΡΑ¬ 
ΠΟΤΑΜΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΤΑΦΡΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ της 
Γ.Γ.Δ.Ε./ Δ/ΝΣΗ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (Δ7) . 

Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί. 

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
την Γ.Γ.Δ.Ε./Δ/ΝΣΗΣ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (Δ7) 

Αλεξανδρούπολη, 26 Απριλίου 2012 

Ο Αν. Προϊστάμενος Διεύθυνσης 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΨΑΡΡΑΣ 

-♦- 

(4) 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ 

Αριθμ. 20176 

Ο Δήμος Πεντέλης διενεργεί ανοικτό δημόσιο μειο¬ 
δοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και 
κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτω¬ 
σης για το σύνολο του ενδεικτικού προϋπολογισμού της 
μελέτης με σκοπό την παροχή υπηρεσιών συλλογής και 
μεταφοράς ογκωδών απορριμμάτων και νοσοκομειακών 
μη μολυσματικών απορριμμάτων του Δήμου Πεντέλης. 
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Ανάθεση παροχής υπηρεσιών για την μεταφορά ογκω¬ 
δών απορριμμάτων και νοσοκομειακών μη μολυσματι¬ 
κών απορριμμάτων του Δήμου Πεντέλης. 

Προϋπολογισμού: 130.000,00 ΕΥΡΩ (Συμπεριλαμβανο¬ 
μένου του ΦΠΑ 23%). 

Τόπος εκτέλεσης εργασίας: Δήμος Πεντέλης. 

Γλώσσα: Ελληνική. 

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών με όλα τα 
απαραίτητα δικαιολογητικά ορίζεται η ημέρα Τετάρτη 
22 Αυγούστου 2012 με ώρα έναρξης 10:00 π.μ. και ώρα 
λήξης 10:30 π.μ. 

Οι προσφορές μπορεί να κατατίθενται στο γραφείο 
της Επιτροπής παραλαβής και αποσφράγισης την πα¬ 
ραπάνω ημερομηνία και ώρα. 

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής έχει οριστεί στο 
ποσοστό 5% επί της συνολικής ενδεικτικά προϋπολογι- 
σθείσας αξίας δαπάνης με ΦΠΑ ήτοι 6.500,00 €. 

Η αίτηση θα συνοδεύεται υποχρεωτικά με τα δικαιο- 
λογητικά που αναφέρονται στην υπ’ αριθμ. 83/2012 Τ.Υ. 
μελέτη - διακήρυξη. 

Η τελευταία ημερομηνία δημοσίευσης της Δ/ξης στον 
Ελληνικό Τύπο θα είναι η Παρασκευή 3/8/2012. 

Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες ημέρες από 9:00 πμ 
έως 13:00 μ.μ (Γραφείο Προμηθειών 1ος όροφος 213- 
2050070 -62). 

Τυχόν ερωτήματα και διευκρινίσεις σχετικά με τον δια¬ 
γωνισμό θα απαντηθούν εφόσον υποβληθούν εγγράφως 
δύο (2) ημέρες πριν την ημερομηνία του διαγωνισμού. 

Μελίσσια, 30 Ιουλίου 2012 
Ο Δήμαρχος 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΚΑΨΑΛΗΣ 

-♦- 

(5) 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ 
Αριθμ. Διακ. Α/10/12 

Το Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Πεντέλης διενεργεί 
δημόσιο ανοικτό ενιαίο διαγωνισμό, με κριτήριο κα- 
τακύρωσης Ποσοστό έκπτωσης επί τοις % στη Μ.Λ.Τ. 
για την προμήθεια: «Φρούτων, λαχανικών και συναφών 
προϊόντων ΟΡν 15300000-1». 

Ο προϋπολογισμός είναι 1.241.826,00 €. 

Η ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών είναι η 
09.10.2012 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ., η ημερομηνία 
διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι η 10.10.2012 ημέρα 
Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. 

Ειδικοί περιορισμοί δεν υπάρχουν. 

Η εγγύηση συμμετοχής είναι 62.091,30 €. 

Υπάρχουν τεχνικές προδιαγραφές. 

Το χρονικό διάστημα δέσμευσης της προσφορά είναι 
εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες από την 
επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. 

Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. 

Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη δι¬ 
ακήρυξη δίνονται στο τηλέφωνα 2132052508, φαξ 
2108033012, β-πιαίΙ: ρΓοπιίΙόθίοπ@ρ3ίόοη-ρθπΙθΙί3.9Γ αρμό¬ 
διος υπάλληλος Φώτης Τσαντήλας, Τμήμα οικονομικών, 
Γραφείο Προμηθειών, κτήριο Διοικητικών Υπηρεσιών, 
Ιπποκράτους 8, Τ.Κ.: 15236, Πεντέλη. 

Πεντέλη 30 Ιουλίου 2012 
Η Αναπλ. Διοικήτρια 
ΜΑΡΙΑ ΚΟΚΚΟΛΙΟΥ 


( 6 ) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής προ¬ 
κηρύσσει Δημόσιο Μειοδοτικό Διαγωνισμό, με το σύ¬ 
στημα προσφοράς «με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης» 
(άρθρο 6 του Ν. 3669/2008 (Κ.Δ.Ε.), για την ανάθεση του 
έργου «ΣΗΜ-04/12: Κατασκευή Νέων Εγκαταστάσεων 
Φωτεινής Σηματοδότησης Ν. Αττικής», προϋπολογισμού: 
2.800.000,00 € (με ΦΠΑ), με έλεγχο ομαλότητας της 
μέσης έκπτωσης προσφοράς (Εμ), όπως υπολογίζεται 
στο Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς από τους διαγωνι- 
ζόμενους και ελέγχεται από την Επιτροπή Διαγωνισμού 
σύμφωνα με τις διατάξεις: 

• του Ν. 3669/2008 «Κύρωση της Κωδικοποίησης της 
νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» (ΚΔΕ), όπως 
τροποποιήθηκε με το Ν. 4070/2012 και τις λοιπές ισχύ- 
ουσες διατάξεις, 

• του άρθρου 20 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) περί ονομα- 
στικοποίησης των μετοχών των εργοληπτικών επιχει¬ 
ρήσεων με μορφή Α.Ε., 

• του Ν. 1642/86 για το Φ.Π.Α. (Φ.Ε.Κ. Α' 25/86) και του 
άρθρου 27 του Ν. 2166/93 για κράτηση 6%ο στο ΤΣΜΕΔΕ 
(Φ.Ε.Κ. Α' 137/24-8-93) 

• του Ν. 3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκη¬ 
σης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα 
Καλλικράτης» και του Ν. 4018/11 (ΦΕΚ 21Α730-9-2011) 
«Ρύθμιση θεμάτων της Περιφέρειας Αττικής». 

Η εργολαβία αυτή έχει σαν αντικείμενο: 

2. Την κατασκευή νέων εγκαταστάσεων φωτεινής ση¬ 
ματοδότησης ή την ολοκλήρωση της κατασκευής σε 
ημιτελείς εγκαταστάσεις και τη θέση αυτών σε πλήρη 
λειτουργία, που ευρίσκονται σε διάφορα σημεία του 
οδικού δικτύου στο σύνολο της γεωγραφικής έκτασης 
της Περιφέρειας Αττικής, ανεξάρτητα από το Φορέα 
που είναι αρμόδιος για τη συντήρηση των οδών όπου 
θα εγκατασταθούν οι φωτεινοί σηματοδότες. 

Τη βελτίωση των στοιχείων υφισταμένων εγκατα¬ 
στάσεων που ευρίσκονται ήδη σε λειτουργία, όπως 
αντικατάσταση ρυθμιστών με νέους, αντικατάσταση 
λαμπτήρων με φωτεινές πηγές τύπου Ιθά, τοποθέτη¬ 
ση διατάξεων τυφλών και συστημάτων αντίστροφης 
μέτρησης κ.λπ. 

Την επιτήρηση, συντήρηση, άρση βλαβών, επαναπρο- 
γραμματισμό και γενικά την εξασφάλιση της απρόσκο¬ 
πτης λειτουργίας του Σταθμού Κεντρικής Επιτήρησης 
και Αναγγελίας Βλαβών και των σηματοδοτικών εγκα¬ 
ταστάσεων που θα κατασκευαστούν ή των στοιχείων 
που θα προστεθούν σε υφιστάμενες εγκαταστάσεις 
με το παρόν έργο και περιλαμβάνονται στην Τεχνική 
Περιγραφή ή και άλλων κατόπιν εντολής της Υπηρεσίας, 
σε όλη τη διάρκεια του έργου. 

3. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται 
σε 2.800.000,00 €, που αναλύεται σε: 

• 1.644.336,62 € για εργασίες, 

• 295.980,59 € για ΓΕ & ΟΕ 18%, 

• 291.047,58 € για απρόβλεπτα 15%, 

• 45.057,97 € για αναθεώρηση και 

• 523.577,24 € για Φ.Π.Α. 23%. 

4. Στο διαγωνισμό δικαιούνται, σύμφωνα με την ισχύ- 
ουσα νομοθεσία, να συμμετάσχουν: 

α. Επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ στη δεύτε¬ 
ρη και τρίτη τάξη για έργα Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού 
και δεύτερη και τρίτη τάξη για έργα ηλεκτρομηχανολο- 
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γικά, ανεξάρτητα από την έδρα τους, σύμφωνα με του 
άρθρου 102 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ). 

β. Επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ στη δεύ¬ 
τερη, τρίτη και τέταρτη τάξη για έργα Ηλεκτρονικού 
Εξοπλισμού και δεύτερη, τρίτη και τέταρτη τάξη για 
έργα ηλεκτρομηχανολογικά που έχουν έδρα στο Ν. 
Αττικής, ή έχουν δηλώσει στην υπηρεσία τήρησης του 
ΜΕΕΠ ως δεύτερη έδρα το Ν. Αττικής και αναφέρεται 
στη βεβαίωση εγγραφής τους. 

γ. Επιχειρήσεις προερχόμενες από κράτη - μέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 
Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει τη 
συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Πα¬ 
γκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τη¬ 
ρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργολη¬ 
πτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους 
αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις 
καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.ΕΠ. 

δ. Επιχειρήσεις προερχόμενες από ως ανωτέρω β' 
κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι 
αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι 
έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, 
από ποιοτική και ποσοτική άποψη. 

ε. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών επιχειρήσεων των παρα¬ 
πάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυα¬ 
σμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 
του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) 
και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα 
συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι 
μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

στ. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του 
Ν. 3669/08 (ΚΔΕ). Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε 
επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από 
τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή 
συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. 
Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του 
προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και 
Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται 
στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. 

ζ. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγ¬ 
γεγραμμένων στην δεύτερη και τρίτη τάξη για έργα 
Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού και στην πρώτη, δεύτερη και 
τρίτη τάξη για έργα κατηγορίας ηλεκτρομηχανολογικά, 
με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του Ν. 
3669/08 (ΚΔΕ) (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας). 

η. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε 
μεμονωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχή¬ 
ματος. Γίνονται επίσης δεκτές και μεμονωμένες εργο¬ 
ληπτικές επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών 
επιχειρήσεων κατ’ εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 
16 του ν. 3669/08 («κύρια κατηγορία»). Κατά τα λοιπά 
εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή 
εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την 
κατασκευή ΔημοσίωνΈργων. 

θ. Στο διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές επιχειρήσεις 
μέσων ενημέρωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ¬ 
θρου 32 του Ν. 3669/2008 (Κ.Δ.Ε.). 

5. Συμβατικά τεύχη δημοπράτησης, καθώς και έντυπα 
προσφοράς παρέχονται από τα γραφεία της Δ/νσης Δ9, 
Τμήμα γ', οδός Π. Τσαλδάρη 15, Καλλιθέα, 1ος όροφος, 
γραφείο 12, Τ.Κ. 176 76, έναντι του ποσού των 20 €, μέ¬ 


χρι και την 23-8-2012, ημέρα Πέμπτη. Πληροφορίες στο 
τηλέφωνο της Γραμματείας της Δ9 210-9094133, ΡΑΧ 
επικοινωνίας 210-9219945. Πληροφορίες μελέτης από τις 
9:00 έως τις 13:00 στο τηλ. 210 9237534, Β. Πανάγου. 

6. Ο Διαγωνισμός θα γίνει από αρμόδια επιτροπή στις 
28-8-2012 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. (ώρα που λήγει 
η επίδοση των προσφορών στα γραφεία της Δ/νσης 
Δ9, Π. Τσαλδάρη 15, 1ος όροφος τηλ. 210 923 7534 και 
ΙοΙθίεχ: 210.92.19.945). 

7. Η εγγύηση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό ορίζε¬ 
ται σε 44.628,00 € και απευθύνεται είτε στην υπηρεσία 
που διεξάγει το διαγωνισμό, τη Δ/νση Οδικών Έργων 
Περιφέρειας Αττικής (Δ9), Παν. Τσαλδάρη 15 - ΤΚ 176.76, 
είτε στο φορέα κατασκευής, τη Περιφέρεια Αττικής. Σε 
περίπτωση διαγωνιζόμενης κοινοπραξίας πρέπει να είναι 
κοινές υπέρ όλων των μελών της. Η εγγύηση πρέπει να 
έχει χρόνο ισχύος τουλάχιστον εννέα (9) μηνών και τρι¬ 
άντα (30) ημερών, από την ημερομηνία δημοπράτησης, 
σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 3669/2008 (Κ.Δ.Ε.). 

8. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εννέα (9) μή¬ 
νες, από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

9. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής. 

10. Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από πιστώσεις της 
Σ.Α.Ε.Π. 085 του Π.Δ.Ε. Περιφέρειας Αττικής (κωδικός 
έργου 2012ΕΠ08500161). 

11. Η διάρκεια σύμβασης του έργου ορίζεται σε εικο- 
σιτέσσερις (24) μήνες και αρχίζει από την ημέρα υπο¬ 
γραφής της σύμβασης. 

12. Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί. 

13. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι απαραίτητη 
η δυνατότητα επικοινωνίας - ενημέρωσης των υποψη¬ 
φίων με ΓΑΧ και ο-πιείΙ. 

14. Το κείμενο της περίληψης διακήρυξης της δημο¬ 
πρασίας δημοσιεύεται και στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
της Περιφέρειας Αττικής: \Λ/νν\Λφ3ΐ1.ς)ον.ς)ΐ· στην υποενό- 
τητα: Δημοπρατήσεις Τεχνικών Έργων, της ενότητας: 
Έργα. 


Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 


ΛΙΛΙΚΑ ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ 

-♦- 

(7) 

ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΑΜΟΥ 
Αριθμ. 10776 /27-07-2012 


Ο Δήμος Κισάμου, διακηρύσσει, την με ανοικτή δημο¬ 
πρασία επιλογή αναδόχου με το σύστημα προσφοράς 
επί μέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών, 
σε συμπληρωμένο τιμολόγιο ομαδοποιημένων τιμών 
της Υπηρεσίας, με έλεγχο ομαλότητας των επί μέρους 
ποσοστών έκπτωσης (περίπτωση β, παράγραφος 4 του 
άρθρου 4 του Ν. 1418/84 και άρθρο 7 του Π.Δ. 609/85) για 
την κατασκευή του έργου με τίτλο «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ 
ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΕΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΙΣ 
Τ.Κ. ΤΗΣ Δ.Ε. ΜΗΘΥΜΝΗΣ». 

Προϋπολογισμού δημοπράτησης 48.000,00 Ευρώ (με 
Φ.Π.Α.). 

Σχετική η με αριθμό 24/2012 μελέτη της Τ.Υ.Δ.Χ. (Τε¬ 
χνική Υπηρεσία Δήμου Χανιών), η οποία είναι η Διευθύ- 
νουσα/Επιβλέπουσα Υπηρεσία). 

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες 
εργασιών: 
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ΟΔΟΠΟΙΙΑ 

α) ΟΜΑΔΑ Α & Β: Χωματουργικά - Σκυροδέματα, με 
προϋπολογισμό 7.879,49 €, αντίστοιχα (δαπάνη εργασι¬ 
ών, ΓΕ & Ο.Ε. και απρόβλεπτα), 
β) ΟΜΑΔΑ Γ: Οδοστρωσία με προϋπολογισμό 8.024,05 
€, (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & Ο.Ε. και απρόβλεπτα) 
γ) ΟΜΑΔΑ Δ: Ασφαλτικά με προϋπολογισμό 20.240,85 
€, (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & Ο.Ε. και απρόβλεπτα) 
Δαπάνη δημοπρατούμενων εργασιών χωρίς Φ.Π.Α: 
39.024,39 € 

Δαπάνη δημοπρατούμενων εργασιών με Φ.Π.Α.: 
48.000,00 € 

Υπάρχουσα πίστωση από: 

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί σύμφωνα: α) τις διατάξεις των 
ν. 3669/08,1418/84,3263/2004 και 3481/2006 και των κανονι¬ 
στικών πράξεων (προεδρικών διαταγμάτων και υπουργικών 
αποφάσεων) που εκδόθηκαν προς εκτέλεση τους και 
β) τους όρους της διακήρυξης η οποία έχει συντα¬ 
χθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ 
υπόδειγμα τύπου Β, καλεί, τους ενδιαφερομένους ερ¬ 
γολήπτες να υποβάλλουν προσφορά για την ανάδειξη 
αναδόχου κατασκευής του ως άνω έργου.. 

Άρθρο 1: Κύριος του Έργου- Αναθέτουσα αρχή 
Εργοδότης - Κύριος του Έργου - Αναθέτουσα Αρχή 
είναι ο Δήμος ΚΙΣΑΜΟΥ 

Φορέας κατασκευής του έργου - Δημοπρατούσα Αρχή 
είναι ο Δήμος ΚΙΣΑΜΟΥ 

Προϊσταμένη Αρχή είναι η Οικονομική Επιτροπή του 
Δήμου ΚΙΣΑΜΟΥ που έχει έδρα στην Κίσαμο. 

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την 
Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κισάμου 
Αρθρο 2: Παραλαβή τευχών 

Το έντυπο οικονομικής προσφοράς, που θα συμπλη¬ 
ρωθεί από τους διαγωνιζόμενους και τα τεύχη δημο- 
πράτησης που αναφέρονται στο άρθρο 5 (παρ. 2) με 
στοιχεία 2, 4, 5, 6, 7 και 8, της διακήρυξης διατίθενται 
από από τα γραφεία του Δήμου Κισσάμου. Πληροφορίες 
Μπενετής Ανδρέας τηλ.: 2822-3-40206. 

Τα στοιχεία αυτά χορηγούνται στους ενδιαφερομένους, 
εφόσον ζητηθούν μέχρι και την 16.8.2012. Εφόσον ζητηθούν 
εμπρόθεσμα χορηγούνται το αργότερο εντός της επόμε¬ 
νης εργάσιμης ημέρας από την υποβολή της αίτησης χο¬ 
ρήγησης. Για την παραλαβή των τευχών οι ενδιαφερόμενοι 
καταβάλλουν την δαπάνη αναπαραγωγής τους. 

Αρθρο 3: Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό 
Γ ια την έγκυρη συμμετοχή στον διαγωνισμό κατατί¬ 
θενται από τους διαγωνιζόμενους, κατά τους όρους του 
άρθρου 23 παρ. 1 του π.δ. 609/1985, εγγυητικές επιστο¬ 
λές συμμετοχής, που ανέρχονται σε ποσοστό 2% επί 
του προϋπολογισμού της υπηρεσίας, χωρίς αναθεώρηση 
και ΦΠΑ, ήτοι στο ποσό των Ευρώ (780,49 €), και ισχύ 
τουλάχιστον 210 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής 
του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών 
είναι 6 μήνες. 

Οι εγγυητικές επιστολές απευθύνονται στο Δήμο ΚΙ- 
ΣΑΜΟΥ και σε περίπτωση διαγωνιζόμενης κοινοπραξίας 
πρέπει να είναι κοινές υπέρ όλων των μελών της. 

Άρθρο 4: Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλα¬ 
βής των προσφορών. 

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των 
προσφορών στο διαγωνισμό, ορίζεται η 21/08/2012 ημέρα 
Τρίτη. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται 
η 10:00 π.μ. 


Άρθρο 5: Δικαιούμενοι συμμετοχής στον διαγωνισμό 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επι¬ 
χειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του 
Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΈ, εφόσον ανήκουν στην Α1, Α2,1η τάξη για 
έργα κατηγορίας Οδοποιίας. 

Επίσης μπορούν να λάβουν μέρος και επιχειρήσεις 
εγγεγραμμένες στα Νομαρχιακά Μητρώα που έχουν 
την δυνατότητα να λάβουν μέρος σε διαγωνισμούς 
αντίστοιχης κατηγορίας έργων μέχρι ποσού προϋπο¬ 
λογισμού 56.000,00 € σύμφωνα με το άρθρο 8 κεφ Β 
της Δ15/1056/06 (ΦΕΚ 102/Β731-1-2006) απόφασης του 
Υ.ΠΕ. ΧΩ. Δ.Ε.. 

β) Όπως ορίζεται στο κεφάλαιο Γ, άρθρο 21 της δια¬ 
κήρυξης του έργου. 

Ο Δήμαρχος 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ 

-♦- 

( 8 ) 

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ 

Αριθμ. 86664/ΤΥ 5795 

1. Ο Δήμος Βόλου διακηρύττει δημόσιο μειοδοτικό 
διαγωνισμό με το σύστημα προσφοράς με επί μέρους 
ποσοστά έκπτωσης και έλεγχο ομαλότητας σύμφωνα 
με τις διατάξεις του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) άρθρο 6, για την 
ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ 
ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΠΙΡΕΡ» προϋπολογι¬ 
σμού 150.000,00 €. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες 
κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία οικοδομικών έργων, 
με προϋπολογισμό 40.184,00 € β) κατηγορία ηλεκτρομη- 
χανολογικών έργων, με προϋπολογισμό 49.016,19 € δ) ΓΕ 
και ΟΕ 16.056,03 € και ε) απρόβλεπτα 15.788,43 €. 

2. Γ ια την παραλαβή των τευχών οι ενδιαφερόμενοι 
καταβάλουν τη δαπάνη αναπαραγωγής τους που ανέρ¬ 
χεται σε είκοσι πέντε (25) € στο ταμείο του Δήμου (ώρες 
λειτουργίας ταμείου 8:00 - 14:00 π.μ.) 

Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 
στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Βό¬ 
λου (Μικρασιατών 81 - κτίριο “Σπιρερ”) στο Βόλο τηλ: 
24210 94030. 

Το σφραγισμένο έντυπο Οικονομικής Προσφοράς και 
τα τεύχη δημοπράτησης του έργου χορηγούνται στους 
ενδιαφερομένους μέχρι και την Πέμπτη 16/8/2012. 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 21-8-2012 ημέρα 
Τρίτη με ώρα λήξης υποβολής των προσφορών την 
10:00 π.μ. και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι 
με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες 
κατά ομάδες εργασιών. 

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 

Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: Εγγε¬ 
γραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων 
(Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΈ., 
εφόσον ανήκουν στην Α1, Α2 και 1 η τάξη για έργα κα¬ 
τηγορίας οικοδομικά και Α1, Α2 και 1η τάξη για έργα 
κατηγορίας ηλεκτρομηχανολογικά. Κατά τα λοιπά ισχύ¬ 
ει ότι αναγράφεται στο άρθρο 21 της διακήρυξης του 
ανωτέρω έργου. 

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η 
κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 2.421,00 (δύο 
χιλιάδων τετρακοσίων είκοσι ενός) ΕΥΡΩ και ισχύ του- 
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λάχιστον έξι (6) μηνών και τριάντα (30) ημερών, μετά την 
ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού μέχρι 21-3-2013. Ο 
χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες από 
την ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

Οι εγγυητικές επιστολές απευθύνονται είτε στην υπη¬ 
ρεσία που διεξάγει το διαγωνισμό, είτε στο φορέα κα¬ 
τασκευής, είτε στον κύριο του έργου και σε περίπτωση 
διαγωνιζόμενης κοινοπραξίας πρέπει να είναι κοινές 
υπέρ όλων των μελών της. 

6. Το έργο είναι χρηματοδοτούμενο από ΣΑΤΑ και 
υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα 
έργα αυτά, περιλαμβανομένης και της κράτησης 6%ο 
του άρθρου 27 παρ. 34-37 του Ν. 2166/93 (Φ.Ε.Κ. 137 Α’ 
/24-8-93). 

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βόλου. 

Βόλος, 30 Ιουλίου 2012 

Ο Δήμαρχος 

ΠΑΝΟΣ ΣΚΟΤΙΝΙΩΤΗΣ 

-♦- 

(9) 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ 
Αριθμ. Διακ. 21/2012 

Το Γενικό Νοσοκομείο Δράμας διενεργεί Κοινό Διεθνή 
Ανοικτό Διαγωνισμό για την προμήθεια Προϊόντων Κα¬ 
θαριότητας (39830000-9) σε εφαρμογή του ΠΠΥΥ 2011 
για ένα έτος, προϋπολογισμού 744.100 € με Φ.Π.Α. με 
αριθμό Διακήρυξης 21/2012 και με κριτήριο κατακύρωσης 
τη χαμηλότερη τιμή. 

Τ όπος παράδοσης: το Γ ενικό Νοσοκομείο Δράμας 

Γλώσσα: Ελληνική 

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών η Παρα¬ 
σκευή 12-10-2012. 

Ο διαγωνισμός και η αποσφράγιση του κυρίως φακέ¬ 
λου και της Τεχνικής προσφοράς θα γίνει την Δευτέρα 
15-10-2012 και ώρα 10 π.μ. στην αίθουσα Προμηθειών του 
Νοσοκομείου ενώπιον της επιτροπής διαγωνισμού. 

Η αποσφράγιση του φακέλου της Οικονομικής προ¬ 
σφοράς θα ορισθεί με νέα απόφαση του Δ.Σ. του Νο¬ 
σοκομείου. 

Η Δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης στον 
Ελληνικό Τύπο ορίζεται στο χρονικό διάστημα από 
30-07-2012 έως 7-08-2010. 

Η Δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης στο 
Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης στις 30-7-2012. 

Τα τεύχη των διακηρύξεων θα διατίθενται στο διαδί¬ 
κτυο στη διεύθυνση (νννννν.όΓαπιαΙιοδρίΙαΙ.ρΓ) 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να απευθύνονται στο Γ ραφείο Προμηθειών 
στο τηλέφωνο 2521-350222 (Λαγοπούλου Αικατερίνη) 
κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στα 1) Βιοτεχνικά 

- Επαγγελματικά Επιμελητήρια Δράμας - Θεσσαλονίκης 

- Αθηνών 2) Εμπορικά - Βιομηχανικά Επιμελητήρια Δρά¬ 
μας -Θεσσαλονίκης - Αθηνών 3) ΕΟΜΜΕΧ, όπου έχουν 
σταλεί οι αναλυτικοί όροι της διακήρυξης. 

Δράμα, 30 Ιουλίου 2012 

Ο Διοικητής 

ΜΙΧΑΗΛ Δ. ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗΣ 
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ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ 

Αριθμ. 20571 

1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: 

Δήμος Αμφιλοχίας, Γ. Στράτου 5, Αμφιλοχία, Ελλάδα, Τ αχ. 
Κώδικας: 30500, τηλ.: 2642 3 60450, Ραχ: 2642 3 60414 

2. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

Ταξινόμηση κατά: ΟΡ\/:60130000 

Η υπηρεσία αφορά την μεταφορά των μαθητών πρω¬ 
τοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου 
Αμφιλοχίας για το σχολικό έτος 2012-2013, με λεωφο¬ 
ρεία Δ.Χ. ή ταξί, για διαδρομές, όπως αυτές ορίζονται 
κατά περίπτωση στο Παράρτημα Γ της αριθμ. πρωτ.: 
20569/24-7-2012 Διακήρυξης του διαγωνισμού. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της υπηρεσίας ανέρχεται 
σε 627.199,18 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 13% 

3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ - ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

Δημόσιος ανοικτός διεθνής διαγωνισμός, με σφραγισμένες 

προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο πο¬ 
σοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό, άνευ 
ορίου, επί του προϋπολογισμού έκαστου δρομολογίου. 

4. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η σύμβαση για τη μεταφορά των μαθητών του Δήμου 
Αμφιλοχίας ισχύει από την υπογραφή της και μέχρι την 
περαίωση του έργου της μεταφοράς (λήξη της σχολικής 
χρονιάς 2012 - 2013) λαμβάνοντας υπόψη το δικαίωμα 
προαίρεσης που διατηρεί ο Δήμος. 

5. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑ¬ 
ΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Οι ενδιαφερόμενοι, για να συμμετάσχουν στο διαγω¬ 
νισμό πρέπει, σύμφωνα με το άρθρο 2 της διακήρυξης, 
να υποβάλουν αίτηση ως 28-8-2012 και ώρα 13:00 στο 
Δημαρχείο Αμφιλοχίας (Γ. Στράτου 5, 3 ος όροφος τηλ. 
2642360423-445), προκειμένου να παραλάβουν το ειδικό 
έντυπο της Οικονομικής Προσφοράς και αντίγραφο της 
διακήρυξης του διαγωνισμού. 

Γνώση της διακήρυξης μπορούν να λάβουν από την 
ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου νννννν.απιίίΙοχίαρον.ρΓ 

6. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν όλα 
τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, οι 
ενώσεις και συνεταιρισμοί μεταφορέων με αντικείμενο 
δραστηριότητας τη μεταφορά προσώπων. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά 
για το σύνολο ή μέρος των δρομολογίων. 

7. ΧΡΟΝΟΣ, ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

α. Οι προσφορές κατατίθενται ενώπιον της επιτροπής 
διενέργειας διαγωνισμών στις 3-9-2012 ημέρα Δευτέ¬ 
ρα και ώρα μέχρι 10:00 στο Δημαρχείο Αμφιλοχίας (Γ. 
Στράτου 5, 3 ος όροφος). 

β. Οι προσφορές μπορεί να αποσταλούν και ταχυδρο¬ 
μικά ή και με οποιαδήποτε άλλο τρόπο ως την παρα¬ 
πάνω προθεσμία. 

γ. Τα έντυπα των προσφορών πρέπει να είναι συνταγ- 
μένα στην ελληνική γλώσσα. 

8. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 
3-9-2012 στα γραφεία του Δημαρχείου Αμφιλοχίας από 
την αρμόδια επιτροπή. 
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ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 


9. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

Α. Εγγυητική Επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό η 
οποία ανέρχεται σε 3% της προϋπολογισθείσας δαπά¬ 
νης μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., για το σύνολο 
των δρομολογίων του Παραρτήματος Γ ή για το μέρος 
των δρομολογίων που αφορά η προσφορά. 

Β. Εγγυητική καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβα¬ 
σης σε ποσοστό 5% επί της προϋπολογισθείσας δα¬ 
πάνης, μη συνυπολογιζόμενης της εκπτώσεως και του 
Φ.Π.Α., για το σύνολο των δρομολογίων, που αφορά η 
προσφορά του αναδόχου. Η εγγυητική κατατίθεται πριν 
ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. 

10. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Τα αναφερόμενα στην αρίθμ. Πρωτ.20569/2012 Διακή¬ 
ρυξη του διαγωνισμού. 

11. ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Η εκτέλεση της προμήθειας διέπεται από τις διατάξεις 
του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64 Α/16-3-2007), του Ν. 3463/2006 
«Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», του Ν3852/2010 
(ΦΕΚ 87 Α) «Πρόγραμμα Καλλικράτης», της αριθμ. πρωτ. 
35415/28-7-2011 ΚΥΑ «Μεταφορά μαθητών πρωτοβάθμιας 
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από τους Δήμους» και 
του Ν.1566/1985 (ΦΕΚ 167 Α) «Δομή και λειτουργία της 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» όπως 
έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα. 

12. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Η περίληψη της διακήρυξης του διαγωνισμού θα στα¬ 
λεί για δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευ¬ 
ρωπαϊκών Κοινοτήτων στις 24-7-2012. 

Περίληψη της διακήρυξης προκήρυξης θα δημοσιευθεί 
σύμφωνα με τον 28/80, σε δύο οικονομικές εφημερί¬ 
δες, στο τεύχος Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερί¬ 
δας της Κυβέρνησης καθώς και σε δύο ημερήσιες και 
μια εβδομαδιαία εφημερίδα του Νομού σύμφωνα με 
το Ν. 3548/2007. Επίσης περίληψη της διακήρυξης θα 
αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου, στην 
ιστοσελίδα νννννν.αππίίΙοχία.ρον.ρΓ και θα αποσταλεί σε 
επιμελητήρια και λοιπούς φορείς. 

Αμφιλοχία, 24 Ιουλίου 2012 

Ο Δήμαρχος κ.α.α. 

Ο Αντιδήμαρχος 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΙΑΤΗΣ 
-♦- 

( 11 ) 

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

Αριθμ. ΔΕ 29/12 

1. α. Αναθέτουσα Αρχή: 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΔΑΕ)/Αερο- 
δρόμιο Δεκέλειας - Τατόι 

β. Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό: 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ 

ΔΗΜ. ΣΟΥΤΣΟΥ 40, ΤΚ 11521 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 

ΤΗΛ· 210 - 8705015, ΡΑΧ: 210 - 6445633 

2. Διαδικασία διεξαγωγής του διαγωνισμού: Διαγωνι¬ 
σμός ανοικτής διαδικασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του ΠΔ 118/2007 και συμπληρωματικώς με τις διατάξεις 
των Ν. 2362/95 και Ν. 2286/95. 

3. α. Αντικείμενο του επαναληπτικού διαγωνισμού: 
Προμήθεια «Χημικών Σ.Ι». 

β. Ποσότητα ετησίως: 1) Υποχλωριώδες Νάτριο: 42.000 Κρη 


2) Θειϊκό Οξύ: 10.000 Κςς 3) Αλγεοκτόνο: 1.600 Κρς 4) Κροκι- 
δωτικό: 1.400 Κρι - και 5) Υποχλωριώδες Ασβέστιο: 1.600 Κρς 
γ. Συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη συμπεριλαμ¬ 
βανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του 
αναλογούντος ΦΠΑ για μια διετία: 90.000,00 € (ετήσια 
προϋπολογισθείσα αξία: 45.000,00 €). 

δ. Διάρκεια Σύμβασης: Ένα (1) έτος, με δικαίωμα πα¬ 
ράτασης για ένα (1) επιπλέον έτος. 

4. α. Διεύθυνση για την λήψη των εγγράφων του δσμού 
και παροχή πληροφοριών τις εργάσιμες ημέρες και 
ώρες από 8:00 - 14:00: Βλέπε σημείο ένα (1β). 

β. Το κόστος εκάστης διακήρυξης ανέρχεται σε: 15,00 € 
γ. Ηλεκτρονική πρόσβαση: νννννν.άαί.ρΓ 
Πλήρες αντίγραφο της διακήρυξης διατίθεται και στην 
επίσημη ιστοσελίδα της Πολεμικής Αεροπορίας (νννννν. 
άαΐ.ςιι·) σε μορφή .ράί. Διευκρινίζεται ότι ΑΠΑΡΑΒΑΤΟ 
ΟΡΟ για συμμετοχή στον εν λόγω διαγωνισμό αποτελεί 
η καταβολή του ιδίου αντιτίμου από τους ενδιαφερο¬ 
μένους προμηθευτές, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των 
πλήρων όρων της διακήρυξης μέσω ηλεκτρονικού αντι¬ 
γράφου αυτής από την ιστοσελίδα της ΠΑ. 

5. α. Λήξη της προθεσμίας παραλαβής των προσφο¬ 
ρών: 12 η Σεπτ 2012 

β. Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών: 13 η 
Σεπτ 2012 Ώρα 11:00 
γ. Γλώσσα: Ελληνική 

δ. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν θα ληφθούν υπόψη 

6. Πρόσωπα τα οποία επιτρέπεται να παρίστανται 
κατά την αποσφράγιση των προσφορών: Ανοιχτή Συ¬ 
νεδρίαση για τους συμμετέχοντες προμηθευτές ή τους 
εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους αυτών. 

7. Εγγυήσεις: Για τη συμμετοχή στο δσμό θα κατατεθεί 
από κάθε προμηθευτή εγγυητική επιστολή συμμετοχής 
που να καλύπτει το 5 % της συνολικά προϋπολογισθεί- 
σας δαπάνης με ΦΠΑ (90.000,00 € σε βάθος διετίας). 

8. α. Τόπος παράδοσης: Σ.Ι (Αεροδρόμιο Τατοίου - Δε- 
κέλεια). 

β. Πληρωμή: Εντός εξήντα (60) ημερών, υπολογιζο- 
μένων από την επομένη της υποβολής του τιμολογίου 
πώλησης από τον προμηθευτή. 

9. Χρόνος ισχύος προσφορών: Έξι (6) μήνες από την 
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού με δικαίωμα 
παράτασης από την Υπηρεσία. 

10. Κριτήριο κατακύρωσης του διαγωνισμού: Η χαμη¬ 
λότερη τιμή. 

11. Ημερομηνία αποστολής της ανακοίνωσης: 

• στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης: 30 Ιουλίου 2012 

• στον ελληνικό Τύπο: 30 Ιουλίου 2012 

• στον ιστότοπο του προγράμματος «Διαύγεια»: 30 
Ιουλίου 2012. 

12. Γνωρίζεται ότι οι διευκρινίσεις επί των τιθέμενων 
ερωτημάτων υποψηφίων συμμετασχόντων στο διαγω¬ 
νισμό, όσον αφορά τους όρους της διακήρυξης αυτού, 
παρέχονται εγγράφως από την Υπηρεσία μας σε όσους 
έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον συμμετοχής. Προς τούτο, 
οι υποψήφιοι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό που λαμ¬ 
βάνουν γνώση της διακήρυξης μέσω του διαδικτύου, 
παρακαλούνται για την έγκαιρη υποβολή στην Υπηρεσία 
μας των στοιχείων επικοινωνίας τους, ώστε να καθί¬ 
σταται δυνατή η ενημέρωσή τους. 

Ο Διοικητής 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ 
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